श्री गजानन महाराज संस्थान, अकोली 
(विहीर) अकोलखेड ता.अकोट जि.अकोला 
या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी करावयाच्या 
कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीर्थवि-२०२२/प्र.क्र.३६१/यो-६ 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ 
फोर्ट, मुंबई ४०० 009 
दिनांक: १५ जून, २०२३ 


संदर्भ:-१) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीर्थवि-२०१६/प्र.क्र.१०९/योजना-६ 
दि. १९ जून, २०१७. 
२) ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: तीर्थवि-२०२०/प्र.क्र.१३७/योजना-६ 
दि. ०८ फेब्रुवारी, २०२२. 
३) कार्यकारी अभियंता (बां), जि. प.अकोला यांचे जा. क्र./जिप/बांध/तां१/४७३/२०२३ 
दि. १४.२.२०२३ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

श्री गजानन महाराज संस्थान, अकोली (विहीर) अकोलखेड ता. अकोट जि. अकोला या 
“ब” वर्ग ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी करावयाच्या कामांना संदर्भ क्रं.१ अन्वये रू.२००.०० लक्ष 
इतक्या रक्कमेच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देवून रू.४०.०० लक्ष इतका निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. तसेच, संदर्भ क्र.२ अन्वये सदर कामांना रू.७०.९५ लक्ष इतका निधी 
वितरीत करण्यात आला आहे. अशाप्रकारे सदर तीर्थस्थळांस आतापर्यंत एकूण रू.११०.९५ लक्ष 
इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, संदर्भ क्रं.३ अन्वये कार्यकारी अभियंता (a), 
जिल्हा परिषद, अकोला यांनी श्री गजानन महाराज संस्थान, अकोली (विहीर) अकोलखेड ता. 
अकोट या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी करावयांच्या कामांस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
विनंती केली होती. या अनुषंगाने सदर कामांसाठी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि- २०२२/प्र.क्र.३६१/यो-६,दि. १५ GA,2023 


शासन निर्णय:- 
कार्यकारी अभियंता (बां), जिल्हा परिषद, अकोला यांनी सादर केलेल्या श्री गजानन 


महाराज संस्थान, अकोली (विहीर) अकोलखेड ता. अकोट या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी करावयांच्या 
कामांस रू.२४३.६९ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या खालील कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. मुळ प्रशासकीय मान्यतेच्या रक्कमेत खालीलप्रमाणे स्तंभ क्र.५ नुसार रू. ४३.६९ लक्ष 


इतक्या रक्कमेची वाढ होत आहे. 

अ. । तीर्थक्षेत्राचे नाव कामांचे नाव मुळ प्रशासकीय मान्यता | सुधारीत प्रशासकीय 
WD. किंमत (रू. लक्ष) मान्यता (रू.लक्ष) 
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i श्री गजानन महाराज भक्‍त निवास २००.०० २४३.६९ 

संस्थान, अकोली 
(विहीर) अकोलखेड 
ता. अकोट 
एकूण २००.०० २४३.६९ 
२. तरी, सदर कामांची कार्यकारी अभियंता, जि.प. अकोला यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जावून तपासणी 


करावी आणि कामे नियम व अटीनुसार पूर्ण झाल्याबाबत सर्व बाबी तपासून अभिप्रायासह अहवाल व 


सदर कामांच्या निधीची मागणी करावी. निधी मागणी केल्यानंतर सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षातील निधी उपलब्धतेनुसार निधी वितरित करण्यात येईल. 


2. 
४. 


तसेच सदर कामांसाठी संदर्भीय शासन निर्णय क्र.१ मधील अटी व शर्ती कायम राहतील. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६१५१२४६३५५२२० असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
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(का. गो. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मंत्री, ग्रामविकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
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शासन निर्णय क्रमांकः तिर्थवि- २०२२/प्र.क्र.३६१/यो-६,दि. १५ जून,२०२३ 


AN 


a 
क्ट na — ~n a — — ~~ 


मा. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता,१/२ , महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
महालेखापाल, लेखा व परिक्षा, १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

मा.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, आयुकत कार्यालय, अमरावती विभाग, अमरावती. 
जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, अकोला. 

अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 

निवडनस्ती, कार्यासन योजना-६. 
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